سعر الاسمنت من 530 الى 550 جنيها للطن 

سعر الحديد من 3900 الى 4050 جنيها للطن 

سعر السن من 55 الى 65 جنيها للمتر المكعب 

سعر الرمل من 8 الى 20 جنيها للمتر المكعب 

سعر الالف طوبه أسمنتى25*12*4.5 سم > 250 الى 300 جنيها 
سعر الالف طوبه طفلى 6.5*11*24 سم 250 - الى340 جنيها 
سعر الزلط للخرسانه العاديه من 40 الى 55 جنيها للمتر المكعب 
سعر الزلط للخرسانه المسلحه من 70 الى 130 جنيها للمتر المكعب 


مصنعيه الخرسانه العاديه لبشه > 60 الى 70 جنيها للمتر المكعب 

مصنعيه الخرسانه العاديه قواعد منفصله > 80 الى 100 جنيها للمتر المكعب 
ية الخرسانه المسلحه للاساسات (قواعد منفصله) - 170 الى 200 جنيها 

للمتر المكعب 

يتم اضافة علاوه من 10 الى 15 جنيها لكل أعمدة وسقف الدور التالى 

يتم مضاعفة قيمة سعر مصنعية أعمدة وطبان السور وكذلك مكعب كمبات السلالم 

لمقاولى الباطن 

يتم مضاعفة كميات مصنعيات غرف السطح أو اعتبارها 1.50 مره حسب 

شطارتك لمقاولى الباطن 

يتم اعتبار اجرة الهزاز الميكانيكى على حسابك 


مصنعية الالف طوبه بداية من الدور الارضى > 160 الى 180 جنيها للالف 
مصنعية صب وتركيب الاعتاب > 10 الى 15 جنيها للعتب الواحد 

مصنعية عمل الاقواس بالعدد > 40 الى 80 للقوس على حسب عرض القوس 
وطوله ووجد فارمه حديد من عدمه 


بالمترالمكعب خرسانه عاديه للاساسات عيار 250كجم أسمنت 350 - الى 425 
جديها 

بالمتر المكعب خرسانه مسلحه عبار 0 كجم اسمنت واعتبار نسبه الحديد 
0 كجم/م3- 950 الى 1200 جنيها 


بالمتر المسطح عرض 12 سم طوب مبانى - 45 الى 50 جنيها 
بالمتر المكعب مبانى طوب عرض 25 سم > 400 الى 450 جنيها للمتر المكعب 


تكلفة تقديرية 1 رو : عمارة نية م متوسط 


م 222222 ا يجرب ل 1ن ١‏ تجح م 

الخرسانة المسلحة نهنا سجس سس سانا سسا | 
اس جسم 2 ممه ٠‏ لمهت ٠‏ انمد 
انار مرقلاي م و م وتوا السو تيت ال 7 
البياض الداخلي مودي ةا سيد مسي 1 
الدهانات الخارجية- 2 عع 20 ع2 20 
الدهانات الداخلية ست 2 18 ل ايت 76 
السيراميق- بتي يسيس سيق 7 اميا مسستسيسيسة ادبي ١‏ 

مثال 


لنفرض ان لديك قطعة ارض تود بناءها مساحة الارض مثلا 100 متر وتود معرفة تكلفة اجمالية تقديرية لبناء هذه الاردض 
ولنقل انك ستقوم ببناءها لعدد 3 ادوار 
سنقوم بحساب تكلفة الدور الواحد من خىل الجدول اسابق ومن ثم ضرب الناتج في 3 
اولا الخرسانة المسلحة 
المتر المسطح من الارض يتكلف 210 جنيه للخرسانة المسلحة 
اذن مساحة الارض تتكلف للخرسانة المسلحة 210 * 100 > 21000 جنيه 


ثانيا اعمال المباني 
المتر المسطح من الارض يتكلف للمباني 75 جنيه 
اذن مساحة الارض تتكلف للمباني 7500 - 100 * 75جنيه 


وهكذا في باقي البنود 
وبحساب مجموع هذه البنود تستطيع عمل تكلفة مبدئية للدور الواحد وبضربه في عدد الادوار يكون لديك تكلفة تقديرية للمبني ككل 
وتضاف لكل شقة علي حدي تكلفة اعمال الكهرباء والاعمال الصحية والنجارة كلأتي 
للشقة في حدود 150 م2 


اعمال النجارة 000وجنيه 

الاعمال الصحية 000وجنيه 
اعمال الكهرباء 000وجنيه 

ملاحظات 
يتم حساب الاساسات + السلم +السطح علي انهم دور 
بمعني اذا كان المبني بارة عن 3 ادوار فتتم اضافة دور رابع لتغطية تكاليف الاساسات والسلم والسطح 
جميع الاسعار محسوبة بالجنيه المصري وحسب اسعار السوق المصري في سبتمبر 2010 
يتم ضرب الناتج كله في 3 لحساب نسبة الهالك والهادر والنفقات الزائدة 


